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COMUNE DI AMATRICE 



Provincia di Rieti 


VERB ALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 


N 144 delibera OGGETTO: approvazione progetto esecutivo "PSR 2007/2013 - 

Misura 322 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" per la 
riqualificazione con ripristino delle infrastrutture essenziali nei 
Data 26-08-2014 piccoli centri abitati di: Collecreta, Voceto e Villa S.S. Lorenzo e 

Flaviano" 


L’anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 10:05, nella sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si e riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori: 


PIROZZI SERGIO 

SINDACO 

P 

CARLONI GIANLUCA 

VICE SINDACO 

P 

MONTEFORTE PIERGIUSEPPE 

ASSESSORE 

A 

CATENACCI PATRIZIA 

CONSIGLIERE DELEG. 

A 

PALOMBINI FILIPPO 

CONSIGLIERE DELEG. 

A 


Partecipano alia seduta i Consiglieri Delegati dal Sindaco senza facolta di voto 


Partecipa alia seduta il Segretario DOTT. SIMONE LODOVISI 


II Presidente Sig. SERGIO PIROZZI 
in qualita di SINDACO 


Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alia trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la Delibera di G.R. del Lazio n° 366 del 17.06.2014 con la quale si e disposto: 

- Di approvare il bando pubblico per I’attuazione della Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento 
dei villaggi; 

che per la gestione delle domande di aiuto/pagamento che saranno raccolte, ai sensi del 
bando pubblico approvato con la presente deliberazione, si applicano, per quanto non 
espressamente previsto nello stesso bando pubblico, le “Disposizioni per I’attuazione delle 
misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio” approvate con DGR n. 412/2008 e 
successive modifiche e integrazioni. 

VISTO il bando pubblico afferente il PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 
2007/2013 ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05 MISURA 322 “ Sviluppo e rinnovamento dei 
villaggi ” 

RITENUTO dover accedere ai benefici previsti dal suddetto bando pubblico mediante la 
predisposizione degli atti tecnici necessari e l’awio della procedura afferente la richiesta di 
finanziamento; 


VISTO il progetto esecutivo denominato “PSR 2007/2013 - Misura 322 - Sviluppo e 
rinnovamento dei villaggi” per la riqualificazione con ripristino delle infrastrutture essenziali nei 
piccoli centri abitati di: Collecreta, Voceto e Villa S.S. Lorenzo e Flaviano”, redatto dall’ufficio 
tecnico, IV Settore “LL.PP. - Manutenzione e Patrimonio”, recante il seguente 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 


A) Importo dei Lavori €. 117.809,30 

Di cui 6. 8.000,00 per Oneri per la sicurezza 

€. 117.809,30 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 


Bl) Fornitura e posa in opera di arredo urbano 6. 7.775,98 

B2) Spese consulenza tecnica 6. 4.000,00 

B3) Compenso incentivante art. 92 D.Lgs 163/06 6. 2.356,19 

B4) I.V.A. al 22% su B2) €. 880,00 

B5) I.V.A. 10% su A)+B1) €. 12.558,53 


Totale Somme a Disposizione 


€. 27.490,70 


TOTALE PROGETTO 


€. 145.380,00 


VISTO il verbale di validazione redatto in data 25.08.2014, ai sensi e per gli effetti delEart. 55 del 
D.P.R. 05.10.2010 n° 207, dal R.U.P. e progettista Geom. Danilo Salvetta, il quale si allega al 
presente prowedimento per formarne sua parte integrante e sostanziale sub lett. “A”; 

DATO ATTO CHE il suddetto intervento e stato inserito nel Programma Triennale delle OO. PP. 
2014-2016 previa approvazione awenuta con Delibera di C.C. n° 75 del 1 1.08.2014; 

VISTO il decreto legislative n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture); 



VISTO il D.P.R. del 05.10.2010 n° 207 e ss.mm.ii. (regolamento attuativo del codice dei contratti 
pubblici); 

VISTO lo Statuto del Comune di Amatrice, approvato con delibera di C.C. n° 15 del 28.04.2007 e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento Comunale degli Uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n° 771 del 
31.12.1998, come modificato ed integrato con delibera di G.C. n. 94 del 14.06.2005; 

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio in corso, approvato con delibera di C.C. n° 40 del 
18.04.2014; 

VISTO il prowedimento sindacale n° 06 del 19/06/2014 con il quale e stato attribuito Pincarico di 
Responsabile del Servizio “ Lavori Pubblici - Manutenzioni e Patrimonio'" al Geom. Danilo Salvetta; 

Tutto cid premesso e considerato; 


DETERMINA 


1 . di riconoscere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende 
integralmente riportata; 


2. di appro vare il progetto esecutivo, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, il 
cronoprogramma dei lavori delP opera pubblica denominata “PSR 2007/2013 - Misura 322 - 
Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” per la riqualificazione con ripristino delle infrastrutture 
essenziali nei piccoli centri abitati di: Collecreta, Voceto e Villa S.S. Lorenzo e Flaviano”, 
redatto dal Capo del IV Settore, Ufficio Tecnico “LL.PP. - Manutenzioni e Patrimonio”, Geom. 
Danilo Salvetta, recante il seguente 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

A) Importo dei Lavori €. 117.809,30 

Di cui 6. 8.000,00 per Oneri per la sicurezza 

€. 117.809,30 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 


Bl) Fornitura e posa in opera di arredo urbano 6. 7.775,98 

B2) Spese consulenza tecnica 6. 4.000,00 

B3) Compenso incentivante art. 92 D.Lgs 163/06 6. 2.356,19 

B4) I.V.A. al 22% su B2) €. 880,00 

B5) I.V.A. 10% su A)+B1) €. 12.558,53 


Totale Somme a Disposizione 


€. 27.490,70 


TOTALE PROGETTO 


€. 145.380,00 


3. di dichiarare che il Comune di Amatrice possiede il titolo di proprieta sugli immobili oggetto di 
intervento, essendo gli stessi strade pubbliche ed annoverate,, pertanto, trai beni immobili del 
patrimonio immobiliare del’Ente; 

4. di assumersi gli impegni specificati nel MUD (Modello Unico di Domanda) e nel fascicolo di 
misura; 

5. di assumere a proprio carico il cofinanziamento dell’ intervento per la quota parte di propria 
competenza comprensiva delPIVA afferente all’ importo complessivo dell’investimento richiesto, 
nella misura quindi di €. 13.438,53; 



6. di dichiarare che per gli interventi previsti in progetto non sussistono vincoli riconducibili ad 
impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici; 

7. di dichiarare che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici; 

8. di dare atto del possesso dei requisiti richiesti, e piu dettagliatamente: 

a) che il Comune di Amatrice non si trova in stato di dissesto finanziario; 

b) che il Comune di Amatrice possiede il titolo di proprieta sugli immobili oggetto di 
intervento; 

c) il progetto che si approva con il presente prowedimento risulta immediatamente 
cantierabile; 

9. Di dichiarare che 1’ opera e inserita nel piano pluriennale delle opere pubbliche appro vato dal 
Consiglio Comunale con propria deliberazione n° 75 del 1 1.08.2014; 

10. Di dichiarare che il Comune di Amatrice non si trova in stato di dissesto finanziario; 

11. Di nominare, per f opera pubblica in epigrafe, quale responsabile del procedimento di cui 
all’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e ss.m.ii. il Geom. Danilo Salvetta, gia Responsabile del IV 
Settore, Ufficio Tecnico, “LL.PP. - Manutenzioni e Patrimonio”; 

12. Di dichiarare con separata votazione palese ad esito unanime il presente prowedimento 
immediatamente esecutivo. 



La presente deliberazione viene cost sottoscritta: 


IL SINDACO 


IL SEGRETARIO 


F.to SERGIO PIROZZI 


F.to DOTT. SIMONE LODOVISI 


Attesto che la presente deliberazione e pubblicata all’Albo Comunale dal 26-08-2014 Reg. 849 

Li 26-08-2014 


IL SEGRETARIO 
F.to DOTT. SIMONE LODOVISI 


E’ copia confonne all’originale 
li, 26-08-2014 

IL SEGRETARIO 
DOTT. SIMONE LODOVISI 


La presente deliberazione trascorsi 10 giomi dalla suindicata data di inizio pubblicazione, e divenuta 

esecutiva 

li, 26-08-2014 

El ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

El Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 - del T.U. leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali. 
li, 26-08-2014 


IL SEGRETARIO 
F.to DOTT. SIMONE LODOVISI 



